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Dnia 1 października 1926 r. między Komióbtem Budowy Kościoła 
we wsi lisola powiatu Radomskiego w osobach jego przedstawicieli Pro- 
boszcza Parafji Wsola Ks.Bolesława ilójcika , własciciela majątku Piastów 
Jana Makulca i własciciela majątku Wsola Jerzego Gombrowicza, z jed- 
nej strony, dalej dla skrócenia nazywanym "Komitet" a Firmę: Przedsię- 
biosstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych W.Paszkowski,F.Próchnieki i 
S-ka Sp.z ogr. Odp. w osobie Jej przedstawiciela Józefa Skarżyńskiego, 
mieTa siedzibę w Radomiu ulica I-go Maja Nr 16, z drugiej strony,da- 
lej dla skrócenia nazywaną "Firma", została zawarta umowa streści nastę- 
pującej : | 

5, 
Przedmiot Umowy . 
Komitet powierza "Pirmie" a firma podejmuje się wykonania stropów 


żelazhohetonowych w Kościele we wsi sola według planów opracowanych prze: 


Firmę, a przyjętych przez architekża Kazimierza Prokulskiego za cenę 


14.375.00 zł. słownie: Czternascie tysięcy,trzysta siedemdziesiąt pięć 
złotych. zgodnie z kosztorysem-ofertą z dnia 30.YVI. 1926 r. 


$ 2. 
Cena roboty . i z 

Cena jak powiedziane w $ I-szym obejmuje całkowitą robociznę 
włącznie z wykonaniem rusztowańiń szalowań oraz ich rozebraniem, zaś w 
dziale materjałów należy do Firmy dostarczenie cementu,żelaza,gwońdzi 
i narzędzi; żwir,piasek i cały materjał drzewny dostarczy Komitet jak 
rówhież wykona bezpłatnie dowózkę że laza,cementu,gwoździ i narzędzi od 
stacji Radom do miejsca budowy. loboty murarskie,dekarskie, jakie będą 
wykonane na skutek zlecenia architekta Kazinierza Prokulskiego w związ- 
ku z wykonaniem stropów -Komitet opłaci dodatkowo. Cena mom w 
l stycznia 1927 r. nie może uledz zmianie - 24 


wań i rusztowań w 5% wartości stropów według kosztorysu. Nie wypłacenie 


"$ których jeden znajdować się bę: 


"w posiadaniu Firmy. 


„allie 00 


$ 4. 
Terminy płatności. 


j 


Firma otrzymuje od Komitetu przy h0RUó czącia robót 40% umówionej 
ceny za stropy tytułem zaliczki na zakup materjałów i organizację , któ” 
ra to zaliczka będzie potrącana w tym Samym stosunku z należnosei za wy- 
konanie poszczególnych elementów sklepień według kosztorysu z dnia 30 
YI. 1926 r. Opłata za wykonane roboty będzie uskuteczniana przez Komitet 
Go dwa tygodnie całkowicie za wykonane poszczególne elementy stropów 
przyjmując wykonanie rusztowań i szalowań w 45% ogólnej wartości „zbroje- 


nie wraz ze zmontowaniem w 35% , zabetonowanie w 15% i rozebranie szalo- | 


| 


w terminie należności upoważnia Firnę do przerwania robót, lecz nie roz- 

wiązuje niniejszej umowy. 5 
$ 8. 

Termin wykonania (robót > 


Stropy winny być wykonane: cażkowicie w cięgu dwóch miesięcy od. 


4 PS 


dnia zawarcia niniejszej umowy, | ste nie zajdą przeszkody siły wyższej, 


_ Opłaty ax A 
Opłaty stemplowe e" 5 tytułu niniejszej umowy ponoszą obie 


strony po połowie. 


$ 7. 
Egzemplarze Ja . 


Niniejsza umowa spisana Ww dwóch jednobrzmiących egzmaplarzach, 
zie w posiadaniu Komitetu, drugi zaś 
r 


$ 8. 
Kwestje sporne . 


Dla rozstrzygnięcia > nogęcych wyniknąć z tytułu niniejszej 
wy obie strony i: za własciwy Sąd Okręgowy w Radomiu . 
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